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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 

20 Οκτωβρίου 2004 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καθορισμός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποί¬ 
ου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση προσθέτων εγ¬ 
γυήσεων σε έργα που ανήκουν στις κατηγορίες 
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου, 
καθώς και σε έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές 


περιοχές. 1 

Έγκριση πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων 
έργων και εντύπου οικονομικής προσφοράς. 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. Δ17α/03/101/ΦΝ.437 (1) 

Καθορισμός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου 
είναι υποχρεωτική η προσκόμιση προσθέτων εγγυή¬ 
σεων σε έργα που ανήκουν στις κατηγορίες Οδο¬ 
ποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου, καθώς 
και σε έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3263/ 
2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έρ¬ 
γων και άλλες διατάξεις» (Α' 179). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α' του Ν. 1558/1985 (Α' 
37), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 
1992 (Α' 54) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α 
του Ν. 2469/1997 (Α' 38) και το γεγονός ότι από τις διατά¬ 
ξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

3. Τις γνωμοδοτήσεις (πράξεις 1 και 2 της αριθμ. 32/ 
12.10.2004 συνεδρίασης) του Συμβουλίου Δημοσίων Έρ¬ 
γων - Τμήμα Κατασκευών, αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε το όριο ποσοστού έκπτωσης άνω του 
οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση προσθέτων εγ¬ 
γυήσεων καλής εκτέλεσης, πέραν της οριζόμενης στην 
παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004, ως ακολούθως: 

Για τα έργα που ανήκουν στις κατηγορίες οδοποιίας, 
υδραυλικών, λιμενικών και πρασίνου το ανωτέρω ποσο¬ 


στό έκπτωσης ορίζεται γενικά σε 12%. Γ ια τα έργα προϋ¬ 
πολογισμού μέχριτου ανωτάτου ορίου της 2ης τάξης του 
ΜΕΕΠ που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές και για τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο νομό που 
εκτελείται το έργο, το όριο καθορίζεται σε 15% για τις 
ανωτέρω κατηγορίες. 

2. Το ανωτέρω όριο ποσοστού έκπτωσης, πέραν του 
οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πρόσθετης εγ¬ 
γύησης καλής εκτέλεσης, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά 
στις διακηρύξεις δημοσίων έργων που θα δημοσιευθούν 
μετά την ισχύ της παρούσας απόφασης. 

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2004 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
-♦- 

Αριθ. Δ17α/02/101/ΦΝ.437 (2) 

Έγκριση πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων 
έργων και εντύπου οικονομικής προσφοράς. 

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3263/ 
2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έρ¬ 
γων και άλλες διατάξεις» (Α' 179). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α' 
137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 
1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α 
του Ν. 2469/1997 (Α' 38) και το γεγονός ότι από τις δια¬ 
τάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

3. Την υπ’ αριθμ. οικ.32/25.6.2004 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
με την οποία ορίστηκε ειδική ομάδα εργασίας για τη σύ¬ 
νταξη πρότυπων τευχών διακηρύξεων, αποφασίζουμε: 

Α. Εγκρίνουμεταπρότυπατεύχη διακηρύξεων ανοικτής 
δημοπρασίας, καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφο¬ 
ράς, που συντάχθηκαν από την ανωτέρω ομάδα εργα¬ 
σίας, ως εξής: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1. Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας για έργα που εμπί¬ 
πτουν στο πεδίο εφαρμογήςτου Π.Δ. 334/2000 (Τύπος Α). 

2. Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας για έργα που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 334/2000 και 
είναι προϋπολογισμού άνω της 2ης τάξης Μ.Ε.Ε.Π. (Τύ¬ 
πος Β). 

3. Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας για έργα που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 334/2000 και 
είναι προϋπολογισμού κάτω της 2ης τάξης Μ.Ε.Ε.Π. (Τύ¬ 
πος Γ). 

4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς κατά το σύστημα 
δημοπράτησης με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 
7του Π.Δ. 609/85). 


Β. Τα ανωτέρω πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και το έντυ¬ 
πο οικονομικής προσφοράς ισχύουν υποχρεωτικά για τα 
έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης θα δημο- 
σιευθεί μετά την ισχύ της παρούσας απόφασης. 

Γ. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή, καθώς και τα πρότυπα τεύχη διακη¬ 
ρύξεων και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που 
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση, να δημοσιευθούν 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2004 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΣΟΥΦΛΙ ΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 

(Στοιχεία Δημοττρατούσας Αρχής) 


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 


Ευρώ 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
(Τύπος Α) 


(Για έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Π.Δ.334/2000) 


(Τόπος) . 

(Ημερομηνία) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 

(Στοιχεία Δημοπρατούσας Αρχής) 


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: . 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: .Ευρώ 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 


(Τίτλος Δημοπρατούσας Αρχής). 

διακηρύσσει 

την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 


Προϋπολογισμού δημοπράτησης.Ευρώ (με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α.) 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του διατάγματα, το Ν.3263/2004, την οδηγία 
93/37/ΕΟΚ και το Π.Δ. 334/2000, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης για 
δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) και με τους όρους του παρόντος τεύχους 
και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α 
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Άρθρο 1 
Άρθρο 2 

Άρθρο 3 

Άρθρο 4 
Άρθρο 5 
Άρθρο 6 
Άρθρο 7 
Άρθρο 8 
Άρθρο 9 
Άρθρο 10 

Άρθρο 11 

Άρθρο 12 
Άρθρο 13 
Άρθρο 14 
Άρθρο 15 
Άρθρο 16 

Άρθρο 17 

Άρθρο 18 
Άρθρο 19 
Άρθρο 20 

Άρθρο 21 
Άρθρο 22 
Άρθρο 23 
Άρθρο 24 

Άρθρο 25 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Κύριος του έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
Παραλαβή τευχών 

Προϋποθέσεις έγκαιρης και έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό - Τρόπος 
υποβολής Φακέλλων Προσφοράς 

Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 

Σύμβαση - Συμβατικά τεύχη 

Γλώσσα διαδικασίας 

Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. - Πληρωμή Αναδόχου 
Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 

Τεκμήριο από την συμμετοχή στον διαγωνισμό 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 
Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Χορήγηση προκαταβολής - Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) 

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου - Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Επαγγελματικά προσόντα 
Δικαιολογητικά 

Περιεχόμενο Φακέλλου Προσφοράς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

Διάφορα 


σελ. 

1 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

11 

11 

12 

14 

16 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 


Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 

1.1 Εργοδότης-Κύριος του Έργου-Αναθέτουσα Αρχή είναι:. (1) 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι:. (2) 


1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι (.) που έχει έδρα (.): 

Οδός . 

Ταχ.Κωδ. . 

Τηλ. . 

Τθίθίαχ . 

Ε-πισίΙ . 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του 
έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 

1.4 Διευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι 


1.5 Δημοπρατούσα Αρχή είναι . (3) 

στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές (στην Διεύθυνση της παραγράφου 1.3) και η οποία θα 
συνάψει τη σύμβαση με αυτόν που θα αναδειχθεί Ανάδοχος για την κατασκευή του έργου. 

1.6 Ο Κύριος του Έργου, σε κάθε περίπτωση, δύναται να αλλάξει τα ανωτέρω όργανα ή να προβεί 
σε μεταστέγαση των ανωτέρω Υπηρεσιών σε άλλα κτίρια, χωρίς εκ του λόγου αυτού να 
προκύπτουν συνέπειες στην εγκυρότητα του διαγωνισμού ή της σύμβασης. 

1.7 - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος», είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Ε.Ε.) που προτίθεται 

να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία, 

«Προσφέρων / διαγωνιζόμενος», είναι κάθε Ε.Ε. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά 
στην παρούσα δημοπρασία. 

«Ανάδοχος / εργολάβος», είναι η Ε.Ε. ή Κοινοπραξία που θα της ανατεθεί με σύμβαση η 
εκτέλεση του έργου. 

«Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο», 
είναι το Τιμολόγιο Μελέτης που συντάσσει η υπηρεσία με τις αντίστοιχες τιμές μονάδος 
μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης (της ομάδας) που θα προσφέρει ο ανάδοχος κατά 
το διαγωνισμό. 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

2.1 Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι 

διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται 

από (., οδός ., Πληροφορίες . 

τηλ.:.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και έξι (6) 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα 
γραφεία.με την καταβολή. 


(1) (Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 3, παράγραφος α 
Ν.1418/84.)) 

(2) (Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η 
Προϊστάμενη Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία.) 

(3) (Η Προϊσταμένη Αρχή ή άλλη αρχή η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής του Διαγωνισμού.) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α 


ΣΕΛΙΣ 1 
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2.2 

2.3 


Άρθρο 3: 

3.1 


3.2 

3.3 

3.4 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών 

Μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους, 
κατόπιν αιτήσεώς τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία της 
δημοπρασίας που διατίθενται, εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω 
Υπηρεσία, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη 
δημοπράτησης της παραγράφου 2.1 μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη 
δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 
τους στον ενδιαφερόμενο. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λ.π., η Υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες αυτές τα τεύχη 
δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Προϋποθέσεις έγκαιρης και έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό - Τρόπος υποβολής 
Φακέλλων Προσφοράς 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό ώστε η προσφορά του να μην είναι απαράδεκτη, 
κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει το φάκελλο προσφοράς του, αφενός 
συμβατώς προς τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας, και αφετέρου εγκαίρως, 
δηλαδή μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 της παρούσας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. Η υποβολή των φακέλλων Προσφοράς γίνεται: 

α. Με κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή Διαγωνισμού. 

β. Με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα / δημοπρατούσα αρχή. 

γ. Με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο της αναθέτουσας / δημοπρατούσας αρχής, με αίτηση. 

Ο φάκελλος Προσφοράς κάθε Διαγωνιζόμενου αποτελείται από δύο ξεχωριστούς κλειστούς 
φακέλλους, οι οποίοι θα περιέχουν ο μεν πρώτος τα δικαιολογητικά συμμετοχής, και θα 
φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο δε δεύτερος, (που 
θα είναι και σφοανισυένοώ . την Οικονομική Προσφορά, και θα φέρει την ένδειξη 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Η Προσφορά θα κατατεθεί όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 3.1 της παρούσας. 

Και στους δύο ανωτέρω φακέλλους, θα αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του έργου. Επίσης 
στο πάνω αριστερό μέρος κάθε φακέλου, θα αναγράφεται η επωνυμία, η πλήρης 
επαγγελματική διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, ίσχ και ενδεχομένως θ- 
πισίΙ) του Προσφέροντος / Διαγωνιζόμενου, καθώς και τα στοιχεία όλων των μελών, όταν 
αυτός είναι Κοινοπραξία Ε.Ε.. 

α. Όταν γίνεται η ιδιόχειρη κατάθεση του φακέλλου Προσφοράς, αυτός κατατίθεται από 
νόμιμο, για υποβολή / κατάθεση, εκπρόσωπο της Ε.Ε. και σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
από κοινό εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων Ε.Ε.. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η 
εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων / Διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

β. Όταν γίνεται ταχυδρομική αποστολή ή η κατάθεση στο πρωτόκολλο, οι φάκελλοι 
Προσφοράς θα γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν παραληφθεί από το πρωτόκολλο της 
Δημοπρατούσας Αρχής το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 
άρθρο 18 της παρούσας. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των φακέλλων 
προσφοράς, αυτοί θα αποστέλλονται : 

Προς: 

(το όνομα της Δημοπρατούσας Αρχής.) 

Πρόεδρο Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: 
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3.5 Η Δημοπρατούσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη ούτε για το περιεχόμενο των φακέλλων 

Προσφοράς, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν θα παραλάβει 
φακέλλους κ.λ.π. έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν 
ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Δεν θα παραληφθούν προσφορές εκπρόθεσμες ούτε και αν η καθυστέρηση υποβολής τους 
αποδίδεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 


Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλλων Προσφοράς 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού και μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. 
Παραλαμβάνει τους φακέλλους προσφοράς, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο, μέχρι την ώρα 
λήξης της προθεσμίας και ενώπιον της, και κηρύσσει την λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π.Δ.609/85. 

Η παραλαβή και η εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή δημοπρασία γίνεται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο 
των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας. 

Για κάθε φάκελλο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιον της, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τη 
νομιμοποίηση του προσώπου που τον υποβάλλει. 

Για το σύνολο των φακέλλων προσφοράς που υποβάλλονται στον διαγωνισμό, η Επιτροπή 
καταγράφει στο Πρακτικό της τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα μονογράφει, 
ελέγχει την βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή σε άλλο επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο και 
στην συνέχεια αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και ανακοινώνει τα 
επι μέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Καταχωρεί επίσης όλες τις υποβληθείσες 
οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος 
συνοδεύει το πρακτικό της. 

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, 
ελέγχει, για κάθε διαγωνιζόμενο, την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του στον 
διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και αν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 
22 της παρούσας. Ελέγχει επίσης για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής του 
προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85 για το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής 
προσφορών. 

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ελέγχεται η πληρότητα υπογραφών-μονογραφών στο 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων και παρακρατούνται τα κατά νόμο 
μηχανόσημα, τα δε υπόλοιπα επιστρέφονται σ’ αυτόν. Στην συνέχεια, ελέγχεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85 όπως ισχύει, η ορθότητα συμπλήρωσης του 
Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη 
αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους. 

Επισημαίνεται επίσης, ότι για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος 
του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν 
διορθωθεί) από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα κατωτέρω. 

Για τον έλεγχο ορθότητας στον υπολογισμό της Εμ, από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει 
τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά 
(Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την 
προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με επαρκή 
στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σε κάθε περίπτωση, κλήρωση θα διενεργείται 
μόνο σε απόλυτη ταύτιση των οικονομικών προσφορών. 

Η εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 
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Η προαναφερόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν. Σε περίπτωση που η ολοκλήρωση 
του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των διαγωνιζομένων, η 
Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει αυθημερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων 
διαγωνιζομένων, ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας. Υπό την προϋπόθεση αυτή, ο έλεγχος 
των υπολοίπων προσφορών μπορεί να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, εκτός αν υφίσταται 
σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση 
στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή κρίνει τις 
τυχόν απαράδεκτες προσφορές και ολοκληρώνει το Πρακτικό της με την επισήμανση των 
απαράδεκτων προσφορών αιτιολογώντας την κρίση της. 

Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής, σε πίνακα της υπηρεσίας στην οποία 
διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους 
διαγωνιζομένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενημέρωσή τους και ότι μπορούν μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση να υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις 
τους, οι οποίες απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή. 

Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 
στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα, επιφυλασσομένων των διατά¬ 
ξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
τις διαβιβάζει μαζί με το πρακτικό και την γνώμη της στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία 
εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει το αποτέλεσμα. 


4.2 Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, 
χωρίς να αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού από 
οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση λάθους η παράλειψης, και κατά τα λοιπά ενεργεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. 

Ανακοίνωση περί της έκδοσης της απόφασης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες πλην του υποψηφίου Αναδόχου. Αν η ισχύς της 
προσφοράς του αναδειχθέντος μειοδότη έχει λήξει και δεν συμφωνεί στην παράταση 
ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον 
δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό αν αυτός συμφωνεί 
στην παράταση και ούτω καθεξής, υπό την επιφύλαξη, και στην περίπτωση αυτή, των 
διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. 


4.3 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης 

Μετά τον έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης του έργου από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και πριν την σύναψη της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή καλεί την μειοδότρια 
Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, της οποίας η προσφορά δεν κρίθηκε απαράδεκτη, να 
προσκομίσει εκ νέου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 23 της παρούσας, στην περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς τους. Την καλεί επίσης να 
προσκομίσει εκ νέου το πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση και 
αναγκαστική διαχείριση με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της κοινοποίησης της σχετικής 
πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής. 

Υπό την προϋπόθεση υποβολής των ανωτέρω και τήρησης των όρων της διακήρυξης από τον 
μειοδότη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.3263/2004, 
σε περίπτωση δε Ε.Ε. εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. και υπό την προϋπόθεση υποβολής του 
πίνακα ονομαστικοποίησης των μετοχών της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του 
Ν.2328/95, και έκδοσης πιστοποιητικού του τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3021/02, η απόφαση ανάθεσης 
κοινοποιείται στον Ανάδοχο με αποδεικτικό, οπότε συνάπτεται η σύμβαση. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Προϊσταμένη Αρχή εξετάζει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, 
κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και 
ούτω καθ εξής. 
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Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας κοινοποιείται στον αναδειχθέντα 
Ανάδοχο, που καλείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ.609/85 σε ορισμένο τόπο και χρόνο, 
για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα 
συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 


Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 
609/85, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85. 

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει τις εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης. 

Επίσης κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα ασφαλι¬ 
στήρια συμβόλαια σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. και ό,τι άλλο ειδικότερα ορίζεται 
να προσκομιστεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 

Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει 
η εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία 
καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρε¬ 
σία. 

10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παρά¬ 
γραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : 

(1) Τα εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004. 

(2) Οι Ευρωκώδικες. 

(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. ΥΔΕ). 

(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.5.Ο. 


Γλώσσα διαδικασίας 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, ή θα συνοδεύονται από 
νόμιμη ελληνική μετάφραση. 

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην 
Ελληνική. 


Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που 
θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόυιυα 
επικυοωυένα . είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την 
επίθεση της σφραγίδας "ΑροδΙΝθ” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που 
κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των 
εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε νόμιμα από Έλληνα δικηγόρο, είτε επίσημα από το 
αρμόδιο προξενείο 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α 
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6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες 

της), και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται η 
υποχρέωση του αναδόχου, να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του 
με την Υπηρεσία, με διάθεση διερμηνέων. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν 
οι παρακάτω διατάξεις: 

7.1 Ο Ν. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α’/84) όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους : 

Α Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α’ 94/05-06-1992) 

> Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α’ /13-8-1994) 

> Ν. 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α’ 202/14-09-1995) 

> Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α’ 29/28-02-1996) 

> Ν. 2940/01 (ΦΕΚ Α' 180/6-8-2001) 

> Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31-12-2003) 

> Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28-9-2004) 

7.2 Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 
Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159 Α795), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α796), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α’ 
/97) και Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66 Α’/96). 

7.3 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και 

> Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6%ο στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93) 

> Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’/95) 

> Ν. 2522/97 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 178/97) 

> Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002) 

> Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-2002) 

> Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002) 

7.4 Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειες - του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α’ /28- 
09-1999) 

7.5 Το Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α721 -12-2000), περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για 
τα δημόσια έργα στις οδηγίες της Ε/Ε όπως ισχύει. 

7.6 Το Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α785) - Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τα: 

> Π.Δ. 286/94, (ΦΕΚ Α’ 148/94) 

> Π.Δ. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ Α’ 201/94) 

> Π.Δ. 210/97, (ΦΕΚ Α’ 166/97) 

> Π.Δ. 285/97, (ΦΕΚ Α’ 207/97) 

> Π.Δ. 218/99 (ΦΕΚ 187Α’ /16-09-1999) 

7.7 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 
εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 


Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

Έργου .) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 

αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 
(ΦΕΚ 137 Α/24-8-93).* 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α 
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8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85 και το αντίστοιχο 
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΙΙΚΟ. 

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 
διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι και έξι (6) 
ηυέοεο πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. 

Άρθρο 10: Τεκμήριο από την συμμετοχή στον διαγωνισμό 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς),αποτελεί τεκμήριο ότι, ο 
διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας "Περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων", όπως αυτή ισχύει 
(άρθρο 7 της παρούσας) και γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες του έργου. 


* Όταν το έργο συγχρηματοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους τούτο να αναγράφεται στην 
Διακήρυξη. 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

11.1 Τίτλος του έργου 

Ο τίτλος του έργου είναι: 

« . ». 

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

Ο προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε . Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου 


11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 


Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε . από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Προβλέπονται αποκλειστικές και ενδεικτικές 
τμηματικές προθεσμίες, όπως αναλύονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» της παρ. 1 του 
άρθρου 7 του Π.Δ.334/2000 όπως αυτό ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/2004. 

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα . 


του άρθρου 4 παράγραφος . του Ν. 1418/84 και του άρθρου . του 

Π.Δ.609/85. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει υόνον υία οικονομική προσφορά. 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή της 
παραγράφου 2.α του άρθρου 30 του Π.Δ.334/2000. Η ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής 
του έργου θα γίνει υποχρεωτικά στην Ε.Ε. ή Κ/ξία που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, 
υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/2004. 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

15.1 Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, 

εγγυήσεις συμμετοχής συνολικού ποσού . Ευρώ (2% - 4%) του 

προϋπολογισμού, οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται 
όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ΠΔ 609/85. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο Προσφέρων / 
Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων. 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α 
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Άρθρο 16: 
16.1 

16.2 

Άρθρο 17: 


Άρθρο 18: 


Άρθρο 19: 
19.1 

Άρθρο 20: 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυμία του διαγωνιζόμενου 
σχήματος, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, και τον όρο ότι, ο εγγυητής 
παραιτείται από το δικαίωμα της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και αναγνωρίζει 
ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης (χωρίς καμία ένσταση ή 
αντίρρηση) μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την σχετική ειδοποίηση (σχετικά ισχύει το άρθρο 23 
του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 4 του Ν.3263/2004). 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα 

ισχύουν το λιγότερο για διάστημα . ημερολογιακών ημερών, 

από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει). 

Η κατάπτωση των εγγυήσεων γίνεται πάντοτε υπέρ του Κυρίου του Έργου. 

Χορήγηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 

. προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 


προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 


Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου - Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004 απαιτείται για την ανάληψη 

του έργου εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού . Ευρώ δηλαδή σε ποσοστό 

(5% - 10%) του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, που δεν περιλαμβάνει τα κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο 

του ορίου .%, προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της 
Κοινοπραξίας (άρθρο 35 παρ. 2 του Π.Δ. 609/85). 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, 

ορίζεται η . ημέρα (Δευτέρα ή Πέμπτη) και ώρα 10:00 π.μ. Μέχρι την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της 
Δημοπρατούσας Αρχής, όσοι φάκελλοι προσφοράς πρόκειται να κατατεθούν απ’ ευθείας σ’ 
αυτό και όσοι φάκελλοι προσφοράς έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την ., τότε θα 

διενεργηθεί την., ημέρα (Δευτέρα ή Πέμπτη) και ώρα 10:00 π.μ. 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα 
.ημερών από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. 

Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στον 
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. 

Προκήρυξη αυτής της Διακήρυξης, ορίζεται να σταλεί την . στην Υπηρεσία 

Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράτονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς 
και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα 
αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 


Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 
.τάξη για έργα κατηγορίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την 
.του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 


γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά 
και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 


21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 


Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 

1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια 
παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής 
της. 

2. Να μην έχει κινηθεί εναντίον της η διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία που 
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του κράτους προέλευσής της. 


3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματικής τους συμπεριφορά με 
(βάση) τελεσίδικη απόφαση, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΕΈ. και οι διοικούντες αυτήν με βάση 
το καταστατικό της ή ισοδύναμο έγγραφο. 

4. Να μην έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί αποδεδειγμένα να 
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο, από τις αναθέτουσες αρχές. 

5. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (στην περίπτωση που έχει ήδη 
αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα), ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένη. 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με 
την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 
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7. Να μην είναι ένοχη σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
ζητούνται από την παρούσα Διακήρυξη. 

8. Χρηματοδοτική και Οικονομική Ικανότητα 


(Συμπληρώνεται από την Δημοπρατούσα Αρχή) 

9. Τεχνική ικανότητα. 


(Συμπληρώνεται, αν τούτο ενδείκνυται, από την Δημοπρατούσα Αρχή) 

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη διαδικασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και διαθέτει τα 
επαγγελματικά προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 
αντίγραφά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ, πιστοποιητικό 
εγγραφής σε αυτό, στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. 

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στα οποία τηρούνται κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, 
σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το 
άρθρο 29 του Π.Δ. 334/2000. 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της 
χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 334/2000. 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα 
πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των 
προσφορών. 

23.2 Δικαιολογητικά Προσόντων 

23.2.1 Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. θα προσκομίσουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την Α.Π. Δ15/ΟΙΚ. 10128/25- 
6-2003/ΥΠΕΧΩΔΕ απόφαση. 

Η «Ενημερότητα Πτυχίου» προκειμένου να γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. 

23.2.2 Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν πλήρη τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Για τις περιπτώσεις 1 και 2 του άρθρου 22 της παρούσας, πιστοποιητικά εκδιδόμενα από 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης, από τα οποία 
εμφαίνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές. 

β. Αποσπάσματα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσής 
τους, των νομίμων εκπροσώπων για το έργο και των διοικούντων την Ε.Ε.. (μέλη του Δ.Σ.). Σε 
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται είτε 
υπεύθυνη δήλωση, είτε ένορκη δήλωση ενώπιον Συμβολαιογράφου του ατόμου για το οποίο 
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έχει εκδοθεί το υπόψη απόσπασμα και στην οποία θα διευκρινίζονται τα αδικήματα για τα οποία 
έχουν καταλογιστεί οι καταδίκες που μνημονεύονται στο απόσπασμα αυτό. 

γ. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού 
κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και 
με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Ε.Ε. και για όλες τις Κ/ξίες στις οποίες συμμετέχει, 
καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 9 άρθρο 4 του Ν. 1418/84) στην Ελλάδα. 

δ. Αν η Εργοληπτική Επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη 
προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα, όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες 
συμμετέχει (παρ.9 αρ.4 του 1418/84). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δεν 
φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί 
του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (σύμφωνα με τη 
χώρα που βρίσκεται η έδρα της). 

Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω α έως δ έγγραφα ή πιστοποιητικά, αυτά 
μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση ή όπου δεν προβλέπεται τέτοια, από επίσημη 
βεβαίωση που γίνεται από τους ενδιαφερομένους ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, ή 
Συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου Επαγγελματικού Οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης. Στη βεβαίωση αυτή, θα πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης των 
σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε 
τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του 
διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

ε. Βεβαίωση καταβολής των προβλεπόμενων στο άρθρο 20 του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94 Α’) τελών για 
τα μηχανήματα έργων, από αλλοδαπές Επιχειρήσεις που εκτελούν έργα στην Ελλάδα. 

στ. Υπεύθυνη Δήλωση ή Ένορκη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εργοληπτικής 

επιχείρησης, ότι τα στελέχη της δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα και δεν 
υφίστανται σε βάρος της επιχείρησης επιβαρυντικά στοιχεία τα οποία αφορούν στην 
επαγγελματική ικανότητα και την αξιοπιστία της. Η Υπεύθυνη Δήλωση, θα συνοδεύεται από 
πιστοποιητικά για τα στελέχη της επιχείρησης από τους αρμόδιους φορείς που εκδίδουν 
πιστοποιητικά. 

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ή Ένορκη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εργοληπτικής 

επιχείρησης, ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή και ότι η επιχείρηση δεν είναι ένοχη για 
σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 24 έως 29 του Π.Δ. 334/2000. 

η. Για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1 ,γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων κατά την τελευταία 
πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία 
αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 29 του 
Π.Δ.334/2000 απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων 
που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Όλα τα ανωτέρω (α) έως και (η) στοιχεία προκειμένου να είναι παραδεκτή η προσφορά 
του διαγωνιζόμενου θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον κατά την ημερομηνία λήξης της 
παραλαβής των προσφορών. 

23.3 Δικαιολογητικά Χρηματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας 


(Συμπληρώνεται από την Δημοπρατούσα Αρχή) 

(Τα δικαιολογητικά χρηματοδοτικής και οικονομικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
26 του Π.Δ.334/2000) 
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Άρθρο 24 : 


24.1 


24.2 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 


(Συμπληρώνεται, αν τούτο ενδείκνυται, από την Δημοπρατούσα Αρχή.) 

(Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.Δ.334/2000) 

Περιεχόμενο Φακέλλου Προσφοράς 

Ο φάκελλος Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, για να είναι συμβατός προς τις απαιτήσεις 
της παρούσης διακήρυξης, και να είναι έγκυρη η συμμετοχή του, θα περιέχει τον κλειστό 
φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τον σφραγισμένο-κλειστό φάκελλο Οικονομικής 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

Ο κλειστός φάκελλος δικαιολογητικών συμμετοχής προκειμένου να είναι παραδεκτή η 
προσφορά θα πρέπει να περιέχει όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 της παρούσης 
Διακήρυξης δικαιολογητικά και επιπλέον τα ακόλουθα: 

1. Τις εγγυήσεις συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας. 

2. Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα του Καταστατικού κάθε Εργοληπτικής Επιχείρησης, 
καθώς και των τροποποιητικών εγγράφων αυτού, από το οποίο να προκύπτουν τα μέλη 
του Δ.Σ., ο εκπρόσωπος της Ε.Ε. και τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα δέσμευσης της 
Ε.Ε. με την υπογραφή τους και έγγραφα νομιμοποίησης όλων αυτών (όταν αυτό δεν 
προκύπτει από το καταστατικό). 

3. Απόφαση του αρμόδιου (σύμφωνα με το καταστατικό) οργάνου της Ε.Ε., με την οποία θα 
εγκρίνεται η συμμετοχή στη δημοπρασία του συγκεκριμένου έργου, θα ορίζονται τα 
στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου που θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει δεσμευτικώς για 
την εταιρεία όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, (όπως οικονομική προσφορά, δηλώσεις, 
ενστάσεις, αποδείξεις παραλαβής κ.λ.π.) της δημοπρασίας μέχρι πέρατος αυτής, και σε 
περίπτωση Κοινοπραξίας θα αποφασίζεται η συνεργασία με τα συγκεκριμένα υπόλοιπα 
μέλη και το ποσοστό συμμετοχής τόσο της ίδιας, όσο και των υπολοίπων μελών. 

4. Τυχόν συμβολαιογραφικό έγγραφο διορισμού του εκπροσώπου ή πληρεξούσιού του, για 
την κατάθεση της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 

5. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπρόσωπου κάθε μέλους 
της ή ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τους ως άνω εκπροσώπους, από τα 
οποία θα προκύπτει σαφώς ότι, αν η Κ/ξία αναδειχθεί Ανάδοχος του έργου, θα συστήσουν 
Κ/ξία με συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα και με τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις της 
Ελληνικής Νομοθεσίας). Στη Συμβολαιογραφική πράξη, θα ορίζονται επίσης τα ποσοστά 
συμμετοχής των μελών της Κ/ξίας, που δεν μπορεί να είναι διαφορετικά από εκείνα του 
σταδίου συμμετοχής στη διαδικασία, και ο κοινός εκπρόσωπος της. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του συμμετέχοντος, με την οποία θα δηλώνεται 

συγκεκριμένος αντίκλητος κάτοικος . με πλήρη αναγραφή των στοιχείων του 

(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικής 
συσκευής). 

7. Υπεύθυνη δήλωση του διορισθέντος ως αντίκλητου του συμμετέχοντος, με την οποία θα 
δηλώνεται η αποδοχή του διορισμού του ως αντίκλητου. 

8. Τα απαιτούμενα μηχανόσημα του ΤΣΜΕΔΕ (υπολογιζόμενα με βάση τον προϋπολογισμό 
μελέτης) ή πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης αγοράς ενσήμων ΤΣΜΕΔΕ (επ' 
ονόματι του συμμετέχοντος). 

Ο σφραγισμένος φάκελλος «Οικονομικής Προσφοράς», θα περιέχει, συμπληρωμένο το 
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που έχει δοθεί από την Υπηρεσία. 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, θα είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
κάθε Προσφέροντος / Διαγωνιζόμενου αν αυτός είναι Ε.Ε. ή από τους νόμιμους εκπροσώπους 
όλων των κοινοπρακτούντων επιχειρήσεων σε περίπτωση Κ/ξίας και όλες οι σελίδες θα φέρουν 
τη μονογραφή του(ς) αντίστοιχα. 
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Εττισημαίνεται ότι σε αυτόν τον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές και είναι απαράδεκτες, 
προσφορές οι οποίες περιέχουν, είτε έστω και ένα αρνητικό, είτε μή ακέραιο επιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης, είτε δεν περιέχουν έστω και μία ολόγραφη αναγραφή επιμέρους 
ποσοστού έκπτωσης σε οποιαδήποτε ομάδα εργασιών του Εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς. 

Επισημαίνεται επίσης ότι η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 


Άρθρο 25: Διάφορα 

25.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 

αποφασίστηκε με την αριθμ.Απόφαση. 

25.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. 

Ο Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του 
Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν από την συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 


(Τόπος - Ημερομηνία) 


ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας ΟΤμηματάρχης 


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ.απόφαση 


Ο Διευθυντής 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 

(Στοιχεία Δημοπρατούσας Αρχής) 


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 


Ευρώ 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
(Τύπος Β) 


(Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Π.Δ.334/2000 και είναι προϋπολογισμού 
άνω της 2 ης τάξης Μ.Ε.Ε.Π.) 


(Τόπος) . 

(Ημερομηνία) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 

(Στοιχεία Δημοπρατούσας Αρχής) 


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: . 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: .Ευρώ 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 


(Τίτλος Δημοπρατούσας Αρχής). 

διακηρύσσει 

την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 


Προϋπολογισμού δημοπράτησης.Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το Ν.3263/2004, όπως αυτά 
ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο 
και με τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν 
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β 
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Άρθρο 1 
Άρθρο 2 

Άρθρο 3 

Άρθρο 4 
Άρθρο 5 
Άρθρο 6 
Άρθρο 7 
Άρθρο 8 
Άρθρο 9 
Άρθρο 10 

Άρθρο 11 

Άρθρο 12 
Άρθρο 13 
Άρθρο 14 
Άρθρο 15 
Άρθρο 16 

Άρθρο 17 

Άρθρο 18 
Άρθρο 19 
Άρθρο 20 

Άρθρο 21 
Άρθρο 22 
Άρθρο 23 
Άρθρο 24 

Άρθρο 25 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Κύριος του έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
Παραλαβή τευχών 

Προϋποθέσεις έγκαιρης και έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό - Τρόπος 
υποβολής Φακέλλων Προσφοράς 

Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 

Σύμβαση - Συμβατικά τεύχη 

Γλώσσα διαδικασίας 

Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. - Πληρωμή Αναδόχου 
Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 
Τεκμήριο από την συμμετοχή στον διαγωνισμό 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 
Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Χορήγηση προκαταβολής - Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) 

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου - Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
Χρόνος ισχύος προσφορών 
Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Επαγγελματικά προσόντα 
Δικαιολογητικά 

Περιεχόμενο Φακέλλου Προσφοράς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

Διάφορα 
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σελ. 

1 

1 

2 

2 

4 

5 

5 

6 
6 
6 

7 

7 

7 

8 
8 
8 

8 

8 

9 

9 

10 
10 
11 
13 

15 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 


Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 

1.1 Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή είναι:. (1) 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι:. (2) 


1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι (.) που έχει έδρα (.): 

Οδός . 

Ταχ.Κωδ. . 

Τηλ. . 

ΤθΙθΪΒΧ . 

Ε-πισίΙ . 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του 
έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 

1.4 Διευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι 


1.5 Δημοπρατούσα Αρχή είναι . (3), 

στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές (στην Διεύθυνση της παραγράφου 1.3) και η οποία θα 
συνάψει τη σύμβαση με αυτόν που θα αναδειχθεί Ανάδοχος για την κατασκευή του έργου. 

1.6 Ο Κύριος του Έργου, σε κάθε περίπτωση, δύναται να αλλάξει τα ανωτέρω όργανα ή να προβεί 
σε μεταστέγαση των ανωτέρω Υπηρεσιών σε άλλα κτίρια, χωρίς εκ του λόγου αυτού να 
προκύπτουν συνέπειες στην εγκυρότητα του διαγωνισμού ή της σύμβασης. 

1.7 - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος», είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Ε.Ε.) που προτίθεται 

να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία, 

«Προσφέρων / διαγωνιζόμενος», είναι κάθε Ε.Ε. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά 
στην παρούσα δημοπρασία. 

«Ανάδοχος / εργολάβος», είναι η Ε.Ε. ή Κοινοπραξία που θα της ανατεθεί με σύμβαση η 
εκτέλεση του έργου. 

«Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο», 
είναι το Τιμολόγιο Μελέτης που συντάσσει η υπηρεσία με τις αντίστοιχες τιμές μονάδος 
μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης (της ομάδας) που θα προσφέρει ο ανάδοχος κατά 
το διαγωνισμό. 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

2.1 Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι 

διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται 

από (., οδός ., Πληροφορίες . 

τηλ.:.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και έξι (6) 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα 
γραφεία.με την καταβολή. 


(1) (Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 3, παράγραφος α 
Ν.1418/84.)) 

(2) (Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η 
Προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία.) 

(3) (Η Προϊσταμένη Αρχή ή άλλη αρχή η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής του Διαγωνισμού.) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β 


ΣΕΛΙΣ 1 
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2.2 

2.3 


Άρθρο 3: 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Άρθρο 4: 
4.1 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών 

Μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους, 
κατόπιν αιτήσεώς τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία της δημοπρα¬ 
σίας που διατίθενται, εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω Υπηρεσία, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη για την ταχυ¬ 
δρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης 
της παραγράφου 2.1 μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπη¬ 
ρεσία αποστολής που διαθέτουν, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λ.π., η Υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες αυτές τα τεύχη 
δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Προϋποθέσεις έγκαιρης και έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό - Τρόπος υποβολής 
Φακέλλων Προσφοράς 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό ώστε η προσφορά του να μην είναι απαράδεκτη, 
κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει το φάκελλο προσφοράς του, αφενός 
συμβατώς προς τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας, και αφετέρου εγκαίρως, 
δηλαδή μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 της παρούσας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. Η υποβολή των φακέλλων Προσφοράς γίνεται με κατάθεσή τους στην οικεία 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Ο φάκελλος Προσφοράς κάθε Διαγωνιζόμενου αποτελείται από δύο ξεχωριστούς κλειστούς 
φακέλλους, οι οποίοι θα περιέχουν ο μεν πρώτος τα δικαιολογητικά συμμετοχής, και θα 
φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο δε δεύτερος, (που 
θα είναι και σφρανισυένοώ . την Οικονομική Προσφορά, και θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕ¬ 
ΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Η Προσφορά θα κατατεθεί όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 3.1 της παρούσας. 

Και στους δύο ανωτέρω φακέλλους, θα αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του έργου. Επίσης 
στο πάνω αριστερό μέρος κάθε φακέλου, θα αναγράφεται η επωνυμία, η πλήρης 
επαγγελματική διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, ίαχ και ενδεχομένως θ- 
ιπαίΙ) του Προσφέροντος / Διαγωνιζόμενου, καθώς και τα στοιχεία όλων των μελών, όταν 
αυτός είναι Κοινοπραξία Ε.Ε.. 

Επειδή γίνεται ιδιόχειρη κατάθεση του φακέλλου Προσφοράς, αυτός κατατίθεται από 
νόμιμο, για υποβολή / κατάθεση, εκπρόσωπο της Ε.Ε. και σε περίπτωση Κοινοπραξίας από 
κοινό εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων Ε.Ε.. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η 
εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων / Διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό 
πρόσωπο. 


Η Δημοπρατούσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη ούτε για το περιεχόμενο των φακέλλων 
Προσφοράς, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση υποβολής αυτών. 

Δεν θα παραληφθούν προσφορές εκπρόθεσμες ούτε και αν η καθυστέρηση υποβολής τους 
αποδίδεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 

Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 

Παραλαβή και εξέταση των φακέλλων Προσφοράς 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού και μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. 
Παραλαμβάνει τους φακέλλους προσφοράς, που κατατέθηκαν ενώπιον της, και κηρύσσει την 
λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π.Δ.609/85. 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β 


ΣΕΛΙΣ2 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


Η παραλαβή και η εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή δημοπρασία γίνεται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο 
των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας. 

Για κάθε φάκελλο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιον της, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τη 
νομιμοποίηση του προσώπου που τον υποβάλλει. 

Για το σύνολο των φακέλλων προσφοράς που υποβάλλονται στον διαγωνισμό, η Επιτροπή 
καταγράφει στο Πρακτικό της τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα μονογράφει, 
ελέγχει την βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή σε άλλο επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο και 
στην συνέχεια αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και ανακοινώνει τα 
επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Καταχωρεί επίσης όλες τις υποβληθείσες 
οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος 
συνοδεύει το πρακτικό της. 

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, 
ελέγχει, για κάθε διαγωνιζόμενο, την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του στον 
διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και αν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 
22 της παρούσας. Ελέγχει επίσης για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής του 
προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85 για το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής 
προσφορών. 

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ελέγχεται η πληρότητα υπογραφών-μονογραφών στο 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων και παρακρατούνται τα κατά νόμο 
μηχανόσημα, τα δε υπόλοιπα επιστρέφονται σ’ αυτόν. Στην συνέχεια, ελέγχεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85 όπως ισχύει, η ορθότητα συμπλήρωσης του 
Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη 
αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους. 

Επισημαίνεται επίσης, ότι για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος 
του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν 
διορθωθεί) από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα κατωτέρω. 

Για τον έλεγχο ορθότητας στον υπολογισμό της Εμ, από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει 
τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Αθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά 
(Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την 
προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με επαρκή 
στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σε κάθε περίπτωση, κλήρωση θα διενεργείται 
μόνο σε απόλυτη ταύτιση των οικονομικών προσφορών. 

Η εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 

Η προαναφερόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν. Σε περίπτωση που η ολοκλήρωση 
του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των διαγωνιζομένων, η 
Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει αυθημερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων 
διαγωνιζομένων, ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας. Υπό την προϋπόθεση αυτή, ο έλεγχος 
των υπολοίπων προσφορών μπορεί να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, εκτός αν υφίσταται 
σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση 
στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή κρίνει τις 
τυχόν απαράδεκτες προσφορές και ολοκληρώνει το Πρακτικό της με την επισήμανση των 
απαράδεκτων προσφορών αιτιολογώντας την κρίση της. 


Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής, σε πίνακα της υπηρεσίας στην οποία 
διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους 
διαγωνιζομένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενημέρωσή τους και ότι μπορούν μέσα σε 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β 


ΣΕΛΙΣ3 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


20519 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση να υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις 
τους, οι οποίες απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή. 

Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 
στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα, επιφυλασσομένων των 
διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού τις διαβιβάζει μαζί με το πρακτικό και την γνώμη της στην Προϊσταμένη Αρχή, 
η οποία εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει το αποτέλεσμα. 

4.2 Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας 

Η Προϊστάμενη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, 
χωρίς να αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού από 
οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση λάθους η παράλειψης, και κατά τα λοιπά ενεργεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. 

Ανακοίνωση περί της έκδοσης της απόφασης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες πλην του υποψηφίου Αναδόχου. Αν η ισχύς της 
προσφοράς του αναδειχθέντος μειοδότη έχει λήξει και δεν συμφωνεί στην παράταση 
ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον 
δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό αν αυτός συμφωνεί 
στην παράταση και ούτω καθεξής, υπό την επιφύλαξη, και στην περίπτωση αυτή, των 
διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. 

4.3 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης 

Μετά τον τυχόν έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης του έργου από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και πριν την σύναψη της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή καλεί την μειοδότρια 
Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, της οποίας η προσφορά δεν κρίθηκε απαράδεκτη, να 
προσκομίσει εκ νέου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 23 της παρούσας, στην περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς τους. Την καλεί επίσης να 
προσκομίσει εκ νέου το πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση και 
αναγκαστική διαχείριση με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της κοινοποίησης της σχετικής 
πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής. 

Υπό την προϋπόθεση υποβολής των ανωτέρω και τήρησης των όρων της διακήρυξης από τον 
μειοδότη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.3263/2004, 
σε περίπτωση δε Ε.Ε. εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. και υπό την προϋπόθεση υποβολής του 
πίνακα ονομαστικοποίησης των μετοχών της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του 
Ν.2328/95, και έκδοσης πιστοποιητικού του τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3021/02, η απόφαση ανάθεσης 
κοινοποιείται στον Ανάδοχο με αποδεικτικό, οπότε συνάπτεται η σύμβαση. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Προϊσταμένη Αρχή εξετάζει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, 
κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και 
ούτω καθ εξής. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας κοινοποιείται στον αναδειχθέντα 
Ανάδοχο, που καλείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ.609/85 σε ορισμένο τόπο και χρόνο, 
για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα 
συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 

609/85, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85. 

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει τις εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης. 

Επίσης κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. και ό,τι άλλο ειδικότερα 
ορίζεται να προσκομιστεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 
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Άρθρο 6: 
6.1 

6.2 


6.3 

Άρθρο 7: 

7.1 
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Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει 
η εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία 
καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την 
Υπηρεσία. 

10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγρα¬ 
φο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : 

(1) Τα εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004. 

(2) Οι Ευρωκώδικες. 

(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. ΥΔΕ). 

(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.5.Ο. 

Γλώσσα διαδικασίας 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, ή θα συνοδεύονται από 
νόμιμη ελληνική μετάφραση. 

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην 
Ελληνική. 

Ολα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που 
θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόυιυα 
επικυοωυένα . είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την 
επίθεση της σφραγίδας "ΑροεΙΝθ” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που 
κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των 
εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε νόμιμα από Έλληνα δικηγόρο, είτε επίσημα από το 
αρμόδιο προξενείο 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες 
της), και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται η 
υποχρέωση του αναδόχου, να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του 
με την Υπηρεσία, με διάθεση διερμηνέων. 

Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν 
οι παρακάτω διατάξεις: 

Ο Ν. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α’/84) όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους : 

> Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α’ 94/05-06-1992) 

> Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α’ /13-8-1994) 

> Ν. 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚΑ’ 202/14-09-1995) 

> Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚΑ’ 29/28-02-1996) 

> Ν. 2940/01 (ΦΕΚ Α' 180/6-8-2001) 

> Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31-12-2003) 

> Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28-9-2004) 
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7.2 Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 
Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159 Α795), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α796), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α’ 
/97) και Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66 Α796). 

7.3 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και 

> Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6%ο στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93) 

> Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’/95) 

> Ν. 2522/97 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 178/97) 

> Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002) 

> Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-2002) 

> Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002) 

7.4 Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειες - του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α’ /28- 
09-1999) 

7.5 Το Π.Δ.609/85 (ΦΕΚ 223 Α’/85) - Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τα: 

> Π.Δ. 286/94, (ΦΕΚ Α’ 148/94) 

> Π.Δ. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ Α’ 201/94) 

> Π.Δ. 210/97, (ΦΕΚ Α’166/97) 

> Π.Δ. 285/97, (ΦΕΚ Α’ 207/97) 

> Π.Δ. 218/99 (ΦΕΚ 187 Α’ /16-09-1999) 

7.6 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 
εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

Έργου .) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 

αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 
(ΦΕΚ 137 Α/24-8-93).* 

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85 και το αντίστοιχο 
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕίΙΠΟ. 

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 
διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι και έ£ι (61 
ηυέοεο πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. 

Άρθρο 10: Τεκμήριο από την συμμετοχή στον διαγωνισμό 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς),αποτελεί τεκμήριο ότι, ο 
διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας "Περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων", όπως αυτή ισχύει 
(άρθρο 7 της παρούσας) και γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες του έργου. 

* Όταν το έργο συγχρηματοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους τούτο να αναγράφεται στην 
Διακήρυξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

11.1 Τίτλος του έργου 

Ο τίτλος του έργου είναι: 

« . ». 

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

Ο προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε . Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 


Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε . από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Προβλέπονται αποκλειστικές και ενδεικτικές 
τμηματικές προθεσμίες, όπως αναλύονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του 
άρθρου 4 του Ν. 1418/84 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/2004. 

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα . 

του άρθρου 4 παράγραφος . του Ν.1418/84 και του άρθρου . του 

Π.Δ.609/85. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει υόνον υία οικονομική προσφορά. 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β 


ΣΕΛΙΣ7 




























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


20523 


Άρθρο 14: 

Άρθρο 15: 

15.1 

15.2 

15.3 

Άρθρο 16: 
16.1 

16.2 

Άρθρο 17: 


Άρθρο 18: 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Η ανάδειξη 
του αναδόχου κατασκευής του έργου θα γίνει υποχρεωτικά στην Ε.Ε. ή Κ/ξία που 
προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/2004. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, 

εγγυήσεις συμμετοχής συνολικού ποσού . Ευρώ (2% - 4%) του 

προϋπολογισμού, οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται 
όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ΠΔ 609/85. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο Προσφέρων / 
Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυμία του διαγωνιζόμενου 
σχήματος, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, και τον όρο ότι, ο εγγυητής 
παραιτείται από το δικαίωμα της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και αναγνωρίζει 
ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης (χωρίς καμία ένσταση ή 
αντίρρηση) μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την σχετική ειδοποίηση (σχετικά ισχύει το άρθρο 23 
του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 4 του Ν.3263/2004). 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα 

ισχύουν το λιγότερο για διάστημα . ημερολογιακών ημερών, 

από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει). 

Η κατάπτωση των εγγυήσεων γίνεται πάντοτε υπέρ του Κυρίου του Έργου. 

Χορήγηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 

. προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 


προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 


Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου - Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004 απαιτείται για την ανάληψη 

του έργου εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού . Ευρώ δηλαδή σε ποσοστό 

(5% - 10%) του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, που δεν περιλαμβάνει τα κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο 

του ορίου .%, προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της 
Κοινοπραξίας (άρθρο 35 παρ. 2 του Π.Δ. 609/85). 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, 
ορίζεται η .ημέρα (Δευτέρα ή Πέμπτη) και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την ., τότε θα 

διενεργηθεί την., ημέρα (Δευτέρα ή Πέμπτη) και ώρα 10:00 π.μ. 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β 
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Άρθρο 19: 
19.1 

Άρθρο 20: 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα 
.ημερών από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. 

Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στον 
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράτονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς 
και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα 
αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 


Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 
.τάξη για έργα κατηγορίας. 


β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την 
.του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά 
και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 


21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%. 

21.3 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 


Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα 


Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 

1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια 
παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής 
της. 

2. Να μην έχει κινηθεί εναντίον της η διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία που 
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του κράτους προέλευσής της. 

3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματικής τους συμπεριφορά με 
(βάση) τελεσίδικη απόφαση, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΕΈ. και οι διοικούντες αυτήν με βάση 
το καταστατικό της ή ισοδύναμο έγγραφο. 

4. Να μην έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί αποδεδειγμένα να 
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο, από τις αναθέτουσες αρχές. 

5. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (στην περίπτωση που έχει ήδη 
αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα), ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένη. 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με 
την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Ε 
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7. Να μην είναι ένοχη σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
ζητούνται από την παρούσα Διακήρυξη. 

8. Χρηματοδοτική και Οικονομική Ικανότητα 


(Συμπληρώνεται από την Δημοπρατούσα Αρχή) 

9. Τεχνική ικανότητα. 


(Συμπληρώνεται, αν τούτο ενδείκνυται, από την Δημοπρατούσα Αρχή) 

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη διαδικασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και διαθέτει τα 
επαγγελματικά προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 
αντίγραφά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π., πρωτότυπο 
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό, στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας. 

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στα οποία τηρούνται κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, 
σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το 
άρθρο 29 του Π.Δ. 334/2000. 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της 
χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 334/2000. 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα 
πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των 
προσφορών. 

23.2 Δικαιολογητικά Προσόντων 

23.2.1 Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. θα προσκομίσουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την Α.Π. Δ15/ΟΙΚ. 10128/25- 
6-2003/ΥΠΕΧΩΔΕ απόφαση. 

Η «Ενημερότητα Πτυχίου» προκειμένου να γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. 

23.2.2 Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν πλήρη τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Για τις περιπτώσεις 1 και 2 του άρθρου 22 της παρούσας, πιστοποιητικά εκδιδόμενα από 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης, από τα οποία 
εμφαίνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές. 

β. Αποσπάσματα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσής 
τους, των νομίμων εκπροσώπων για το έργο και των διοικούντων την Ε.Ε.. (μέλη του Δ.Σ.). Σε 
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται είτε 
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υπεύθυνη δήλωση, είτε ένορκη δήλωση ενώπιον Συμβολαιογράφου του ατόμου για το οποίο 
έχει εκδοθεί το υπόψη απόσπασμα και στην οποία θα διευκρινίζονται τα αδικήματα για τα οποία 
έχουν καταλογιστεί οι καταδίκες που μνημονεύονται στο απόσπασμα αυτό. 

γ. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού 
κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και 
με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Ε.Ε. και για όλες τις Κ/ξίες στις οποίες συμμετέχει, 
καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 9 άρθρο 4 του Ν. 1418/84) στην Ελλάδα. 

δ. Αν η Εργοληπτική Επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη 
προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα, όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες 
συμμετέχει (παρ.9 αρ.4 του 1418/84). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δεν 
φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί 
του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (σύμφωνα με τη 
χώρα που βρίσκεται η έδρα της). 

Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω α έως δ έγγραφα ή πιστοποιητικά, αυτά 
μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση ή όπου δεν προβλέπεται τέτοια, από επίσημη 
βεβαίωση που γίνεται από τους ενδιαφερομένους ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, ή 
Συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου Επαγγελματικού Οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης. Στη βεβαίωση αυτή, θα πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης των 
σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε 
τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του 
διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

ε. Βεβαίωση καταβολής των προβλεπόμενων στο άρθρο 20 του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94 Α’) τελών για 
τα μηχανήματα έργων, από αλλοδαπές Επιχειρήσεις που εκτελούν έργα στην Ελλάδα. 

στ.Υπεύθυνη Δήλωση ή Ένορκη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εργοληπτικής 

επιχείρησης, ότι τα στελέχη της δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα και δεν 
υφίστανται σε βάρος της επιχείρησης επιβαρυντικά στοιχεία τα οποία αφορούν στην 
επαγγελματική ικανότητα και την αξιοπιστία της. Η Υπεύθυνη Δήλωση, θα συνοδεύεται από 
πιστοποιητικά για τα στελέχη της επιχείρησης από τους αρμόδιους φορείς που εκδίδουν 
πιστοποιητικά. 

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ή Ένορκη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εργοληπτικής 

επιχείρησης, ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή και ότι η επιχείρηση δεν είναι ένοχη για 
σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 24 έως 29 του Π.Δ. 334/2000. 

η. Για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων κατά την τελευταία 
πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία 
αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 29 του 
Π.Δ.334/2000 απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων 
που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Όλα τα ανωτέρω (α) έως και (η) στοιχεία προκειμένου να είναι παραδεκτή η προσφορά 
του διαγωνιζόμενου θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον κατά την ημερομηνία λήξης της 
παραλαβής των προσφορών. 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β 


ΣΕΛΙΣ 12 
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23.3 


23.4 


Άρθρο 24 : 


24.1 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


Δικαιολογητικά Χρηματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας 


(Συμπληρώνεται από την Δημοπρατούσα Αρχή) 

(Τα δικαιολογητικά χρηματοδοτικής και οικονομικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
26 του Π.Δ.334/2000) 

Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 


(Συμπληρώνεται, αν τούτο ενδείκνυται, από την Δημοπρατούσα Αρχή.) 

(Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.Δ.334/2000) 

Περιεχόμενο Φακέλλου Προσφοράς 

Ο φάκελλος Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, για να είναι συμβατός προς τις απαιτήσεις 
της παρούσης διακήρυξης, και να είναι έγκυρη η συμμετοχή του, θα περιέχει τον κλειστό 
φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τον σφραγισμένο-κλειστό φάκελλο Οικονομικής 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

Ο κλειστός φάκελλος δικαιολογητικών συμμετοχής ττροκειμένου να είναι παραδεκτή η 
προσφορά θα πρέπει να περιέχει όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 της παρούσης 
Διακήρυξης δικαιολογητικά και επιπλέον τα ακόλουθα: 

1. Τις εγγυήσεις συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας. 

2. Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα του Καταστατικού κάθε Εργοληπτικής Επιχείρησης, 
καθώς και των τροποποιητικών εγγράφων αυτού, από το οποίο να προκύπτουν τα μέλη 
του Δ.Σ., ο εκπρόσωπος της Ε.Ε. και τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα δέσμευσης της 
Ε.Ε. με την υπογραφή τους και έγγραφα νομιμοποίησης όλων αυτών (όταν αυτό δεν 
προκύπτει από το καταστατικό). 

3. Απόφαση του αρμόδιου (σύμφωνα με το καταστατικό) οργάνου της Ε.Ε., με την οποία θα 
εγκρίνεται η συμμετοχή στη δημοπρασία του συγκεκριμένου έργου, θα ορίζονται τα 
στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου που θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει δεσμευτικώς για 
την εταιρεία όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, (όπως οικονομική προσφορά, δηλώσεις, 
ενστάσεις, αποδείξεις παραλαβής κ.λ.π.) της δημοπρασίας μέχρι πέρατος αυτής, και σε 
περίπτωση Κοινοπραξίας θα αποφασίζεται η συνεργασία με τα συγκεκριμένα υπόλοιπα 
μέλη και το ποσοστό συμμετοχής τόσο της ίδιας, όσο και των υπολοίπων μελών. 

4. Τυχόν συμβολαιογραφικό έγγραφο διορισμού του εκπροσώπου ή πληρεξούσιού του, για 
την κατάθεση της προσφοράς του διαγωνιζόμενου και ειδικώτερα όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 7 του άρθρου 15 του Ν.3212/2003. 

5. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπρόσωπου κάθε μέλους 
της ή ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τους ως άνω εκπροσώπους, από τα 
οποία θα προκύπτει σαφώς ότι, αν η Κ/ξία αναδειχθεί Ανάδοχος του έργου, θα συστήσουν 
Κ/ξία με συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα και με τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις της 
Ελληνικής Νομοθεσίας). Στη Συμβολαιογραφική πράξη, θα ορίζονται επίσης τα ποσοστά 
συμμετοχής των μελών της Κ/ξίας, που δεν μπορεί να είναι διαφορετικά από εκείνα του 
σταδίου συμμετοχής στη διαδικασία, και ο κοινός εκπρόσωπος της. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του συμμετέχοντος, με την οποία θα δηλώνεται 

συγκεκριμένος αντίκλητος κάτοικος . με πλήρη αναγραφή των στοιχείων του 

(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικής 
συσκευής). 

7. Υπεύθυνη δήλωση του διορισθέντος ως αντίκλητου του συμμετέχοντος, με την οποία θα 
δηλώνεται η αποδοχή του διορισμού του ως αντίκλητου. 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β 


ΣΕΛΙΣ 13 
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24.2 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


8. Τα απαιτούμενα μηχανόσημα του ΤΣΜΕΔΕ (υπολογιζόμενα με βάση τον προϋπολογισμό 
μελέτης) ή πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης αγοράς ενσήμων ΤΣΜΕΔΕ (επ' 
ονόματι του συμμετέχοντος). 

Ο σφραγισμένος φάκελλος «Οικονομικής Προσφοράς», θα περιέχει, συμπληρωμένο το 
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που έχει δοθεί από την Υπηρεσία. 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, θα είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
κάθε Προσφέροντος / Διαγωνιζόμενου αν αυτός είναι Ε.Ε. ή από τους νόμιμους εκπροσώπους 
όλων των κοινοπρακτούντων επιχειρήσεων σε περίπτωση Κ/ξίας και όλες οι σελίδες θα φέρουν 
τη μονογραφή του(ς) αντίστοιχα. 

Επισημαίνεται ότι σε αυτόν τον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές και είναι απαράδεκτες, 
προσφορές οι οποίες περιέχουν, είτε έστω και ένα αρνητικό, είτε μή ακέραιο επιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης, είτε δεν περιέχουν έστω και μία ολόγραφη αναγραφή επιμέρους 
ποσοστού έκπτωσης σε οποιαδήποτε ομάδα εργασιών του Εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς. 

Επισημαίνεται επίσης ότι η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β 


ΣΕΛΙΣ 14 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 


Άρθρο 25: Διάφορα 

25.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοττρατούμενου έργου, και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 

αποφασίστηκε με την αριθμ.Απόφαση. 

25.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. 

Ο Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του 
Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν από την συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 


(Τόπος - Ημερομηνία) 


ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας ΟΤμηματάρχης 


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ.απόφαση 


Ο Διευθυντής 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β 


ΣΕΛΙΣ 15 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 

(Στοιχεία Δημοπρατούσας Αρχής) 


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 


Ευρώ 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
(Τύπος Γ) 


(Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Π.Δ.334/2000 και είναι προϋπολογισμού 
κάτω από το όριο της 2 ης τάξης Μ.Ε.Ε.Π.) 


(Τόπος) . 

(Ημερομηνία) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Γ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 

(Στοιχεία Δημοπρατούσας Αρχής) 


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: . 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: .Ευρώ 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 


(Τίτλος Δημοπρατούσας Αρχής). 

διακηρύσσει 

την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 


Προϋπολογισμού δημοπράτησης.Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το Ν.3263/2004, όπως αυτά 
ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο 
και με τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν 
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Γ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Κύριος του έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
Παραλαβή τευχών 

Προϋποθέσεις έγκαιρης και έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό - Τρόπος 
υποβολής Φακέλλων Προσφοράς 

Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 

Σύμβαση - Συμβατικά τεύχη 

Γλώσσα διαδικασίας 

Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. - Πληρωμή Αναδόχου 
Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 
Τεκμήριο από την συμμετοχή στον διαγωνισμό 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 
Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Χορήγηση προκαταβολής - Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) 

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου - Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
Χρόνος ισχύος προσφορών 
Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Επαγγελματικά προσόντα 
Δικαιολογητικά 

Περιεχόμενο Φακέλλου Προσφοράς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

Διάφορα 
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σελ. 

1 

1 

2 

2 

4 

5 

5 

6 
6 
6 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

10 
12 

14 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Γ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 


Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 

1.1 Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή είναι:. (1) 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι:. (2) 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι (.) που έχει έδρα (.): 

Οδός 
Ταχ.Κωδ. 

Τηλ. 

Τθίθίαχ 
Ε-ιπαίΙ 


προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του 
έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 

1.4 Διευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι 


1.5 Δημοπρατούσα Αρχή είναι . (3) 

στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές (στην Διεύθυνση της παραγράφου 1.3) και η οποία θα 
συνάψει τη σύμβαση με αυτόν που θα αναδειχθεί Ανάδοχος για την κατασκευή του έργου. 

1.6 Ο Κύριος του Έργου, σε κάθε περίπτωση, δύναται να αλλάξει τα ανωτέρω όργανα ή να προβεί 
σε μεταστέγαση των ανωτέρω Υπηρεσιών σε άλλα κτίρια, χωρίς εκ του λόγου αυτού να 
προκύπτουν συνέπειες στην εγκυρότητα του διαγωνισμού ή της σύμβασης. 

1.7 - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος», είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Ε.Ε.) που προτίθεται 

να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία, 

«Προσφέρων / διαγωνιζόμενος», είναι κάθε Ε.Ε. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά 
στην παρούσα δημοπρασία. 

«Ανάδοχος / εργολάβος», είναι η Ε.Ε. ή Κοινοπραξία που θα της ανατεθεί με σύμβαση η 
εκτέλεση του έργου. 

«Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο», 
είναι το Τιμολόγιο Μελέτης που συντάσσει η υπηρεσία με τις αντίστοιχες τιμές μονάδος 
μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που θα προσφέρει ο ανάδοχος κατά το 
διαγωνισμό. 


Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

2.1 Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι 

διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται 

από (., οδός ., Πληροφορίες . 

τηλ.:.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και έξι (6) 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα 
γραφεία.με την καταβολή. 


(1) (Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 3, παράγραφος α 
Ν.1418/84.)) 

(2) (Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η 
Προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία.) 

(3) (Η Προϊσταμένη Αρχή ή άλλη αρχή η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής του Διαγωνισμού.) 
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2.2 

2.3 


Άρθρο 3: 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Άρθρο 4: 
4.1 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών 

Μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους, 
κατόπιν αιτήσεώς τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία της 
δημοπρασίας που διατίθενται, εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω 
Υπηρεσία, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη δημοπρά- 
τησης της παραγράφου 2.1 μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή 
Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους 
στον ενδιαφερόμενο. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λ.π., η Υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες αυτές τα τεύχη 
δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Προϋποθέσεις έγκαιρης και έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό - Τρόπος υποβολής 
Φακέλλων Προσφοράς 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό ώστε η προσφορά του να μην είναι απαράδεκτη, 
κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει το φάκελλο προσφοράς του, αφενός 
συμβατώς προς τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας, και αφετέρου εγκαίρως, 
δηλαδή μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 της παρούσας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. Η υποβολή των φακέλλων Προσφοράς γίνεται με κατάθεσή τους στην οικεία 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Ο φάκελλος Προσφοράς κάθε Διαγωνιζόμενου αποτελείται από δύο ξεχωριστούς κλειστούς 
φακέλλους, οι οποίοι θα περιέχουν ο μεν πρώτος τα δικαιολογητικά συμμετοχής, και θα 
φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο δε δεύτερος, (που 
θα είναι και σφοανισυένοώ . την Οικονομική Προσφορά, και θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕ¬ 
ΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Η Προσφορά θα κατατεθεί όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 3.1 της παρούσας. 

Και στους δύο ανωτέρω φακέλλους, θα αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του έργου. Επίσης 
στο πάνω αριστερό μέρος κάθε φακέλου, θα αναγράφεται η επωνυμία, η πλήρης επαγ¬ 
γελματική διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, ίαχ και ενδεχομένως β-πταίΙ) 
του Προσφέροντος / Διαγωνιζόμενου, καθώς και τα στοιχεία όλων των μελών, όταν αυτός 
είναι Κοινοπραξία Ε.Ε.. 

Επειδή γίνεται ιδιόχειρη κατάθεση του φακέλλου Προσφοράς, αυτός κατατίθεται από 
νόμιμο, για υποβολή / κατάθεση, εκπρόσωπο της Ε.Ε. και σε περίπτωση Κοινοπραξίας από 
κοινό εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων Ε.Ε.. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η εκπρο¬ 
σώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων / Διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρό¬ 
σωπο. 


Η Δημοπρατούσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη ούτε για το περιεχόμενο των φακέλλων Προσφο¬ 
ράς, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση υποβολής αυτών. 

Δεν θα παραληφθούν προσφορές εκπρόθεσμες ούτε και αν η καθυστέρηση υποβολής τους 
αποδίδεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 

Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 

Παραλαβή και εξέταση των φακέλλων Προσφοράς 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού και μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. 
Παραλαμβάνει τους φακέλλους προσφοράς, που κατατέθηκαν ενώπιον της, και κηρύσσει την 
λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π.Δ. 609/85. 
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Η παραλαβή και η εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή δημοπρασία γίνεται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο 
των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας. 

Για κάθε φάκελλο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιον της, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τη 
νομιμοποίηση του προσώπου που τον υποβάλλει. 

Για το σύνολο των φακέλλων προσφοράς που υποβάλλονται στον διαγωνισμό, η Επιτροπή 
καταγράφει στο Πρακτικό της τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα μονογράφει, 
ελέγχει την βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή σε άλλο επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο και 
στην συνέχεια αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και ανακοινώνει τα 
επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Καταχωρεί επίσης όλες τις υποβληθείσες 
οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος 
συνοδεύει το πρακτικό της. 

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, 
ελέγχει, για κάθε διαγωνιζόμενο, την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του στον 
διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και αν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 
22 της παρούσας. Ελέγχει επίσης για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής του 
προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85 για το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής 
προσφορών. 

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ελέγχεται η πληρότητα υπογραφών-μονογραφών στο 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων και παρακρατούνται τα κατά νόμο 
μηχανόσημα, τα δε υπόλοιπα επιστρέφονται σ’ αυτόν. Στην συνέχεια, ελέγχεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85 όπως ισχύει, η ορθότητα συμπλήρωσης του 
Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη 
αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους. 

Επισημαίνεται επίσης, ότι για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος 
του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν διορθω¬ 
θεί) από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα κατωτέρω. 

Για τον έλεγχο ορθότητας στον υπολογισμό της Εμ, από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει 
τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά 
(Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την 
προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με επαρκή 
στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σε κάθε περίπτωση, κλήρωση θα διενεργείται 
μόνο σε απόλυτη ταύτιση των οικονομικών προσφορών. 

Η εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 

Η προαναφερόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν. Σε περίπτωση που η ολοκλήρωση 
του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των διαγωνιζομένων, η 
Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει αυθημερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων 
διαγωνιζομένων, ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας. Υπό την προϋπόθεση αυτή, ο έλεγχος 
των υπολοίπων προσφορών μπορεί να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, εκτός αν υφίσταται 
σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση 
στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή κρίνει τις 
τυχόν απαράδεκτες προσφορές και ολοκληρώνει το Πρακτικό της με την επισήμανση των 
απαράδεκτων προσφορών αιτιολογώντας την κρίση της. 


Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής, σε πίνακα της υπηρεσίας στην οποία 
διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους 
διαγωνιζόμενους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενημέρωσή τους και ότι μπορούν μέσα σε 
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πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση να υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις 
τους, οι οποίες απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή. 

Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 
στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα, επιφυλασσομένων των διατά¬ 
ξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
τις διαβιβάζει μαζί με το πρακτικό και την γνώμη της στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία 
εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει το αποτέλεσμα. 

4.2 Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, 
χωρίς να αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού από οποιοδή- 
ποτε σημείο σε περίπτωση λάθους η παράλειψης, και κατά τα λοιπά ενεργεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. 

Ανακοίνωση περί της έκδοσης της απόφασης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες πλην του υποψηφίου Αναδόχου. Αν η ισχύς της 
προσφοράς του αναδειχθέντος μειοδότη έχει λήξει και δεν συμφωνεί στην παράταση 
ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον 
δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό αν αυτός συμφωνεί 
στην παράταση και ούτω καθεξής, υπό την επιφύλαξη, και στην περίπτωση αυτή, των 
διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. 

4.3 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης 

Μετά τον τυχόν έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης του έργου από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και πριν την σύναψη της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή καλεί την μειοδότρια 
Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, της οποίας η προσφορά δεν κρίθηκε απαράδεκτη, να 
προσκομίσει εκ νέου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 23 της παρούσας, στην περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς τους. Την καλεί επίσης να 
προσκομίσει εκ νέου το πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση και 
αναγκαστική διαχείριση με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της κοινοποίησης της σχετικής 
πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής. 

Υπό την προϋπόθεση υποβολής των ανωτέρω και τήρησης των όρων της διακήρυξης από τον 
μειοδότη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.3263/2004, 
σε περίπτωση δε Ε.Ε. εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. και υπό την προϋπόθεση υποβολής του 
πίνακα ονομαστικοποίησης των μετοχών της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του 
Ν.2328/95, και έκδοσης πιστοποιητικού του τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3021/02, η απόφαση ανάθεσης 
κοινοποιείται στον Ανάδοχο με αποδεικτικό, οπότε συνάπτεται η σύμβαση. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Προϊσταμένη Αρχή εξετάζει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, 
κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και 
ούτω καθ εξής. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας κοινοποιείται στον αναδειχθέντα 
Ανάδοχο, που καλείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ.609/85 σε ορισμένο τόπο και χρόνο, 
για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα 
συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 

609/85, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85. 

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει τις εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης. 

Επίσης κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. και ό,τι άλλο ειδικότερα 
ορίζεται να προσκομιστεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 
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Άρθρο 6: 
6.1 

6.2 


6.3 

Άρθρο 7: 

7.1 
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Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει 
η εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία 
καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμ¬ 
φωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παρά¬ 
γραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : 

(1) Τα εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004. 

(2) Οι Ευρωκώδικες. 

(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. ΥΔΕ). 

(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και 1.5.0. 

Γλώσσα διαδικασίας 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, ή θα συνοδεύονται από 
νόμιμη ελληνική μετάφραση. 

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην 
Ελληνική. 

Ολα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που 
θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόυιυα 
επικυρωυένα , είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την 
επίθεση της σφραγίδας "ΑροδίίΙθ” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που 
κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των 
εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε νόμιμα από Έλληνα δικηγόρο, είτε επίσημα από το 
αρμόδιο προξενείο 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες 
της), και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται η 
υποχρέωση του αναδόχου, να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του 
με την Υπηρεσία, με διάθεση διερμηνέων. 

Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν 
οι παρακάτω διατάξεις: 

Ο Ν. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α784) όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους : 

> Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α’94/05-06-1992) 

> Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α’ /13-8-1994) 

> Ν. 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α’ 202/14-09-1995) 

> Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α’ 29/28-02-1996) 

> Ν. 2940/01 (ΦΕΚ Α' 180/6-8-2001) 

> Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31 -12-2003) 

> Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28-9-2004) 
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7.2 Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 
Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159 Α795), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α’/96), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α’ 
/97) και Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66 Α796). 

7.3 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και 

> Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6%ο στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93) 

> Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α795) 

> Ν. 2522/97 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 178/97) 

> Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002) 

> Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-2002) 

> Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002) 

7.4 Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειες - του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α’ /28- 
09-1999) 

7.5 Το Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α’/85) - Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τα: 

> Π.Δ. 286/94, (ΦΕΚ Α’ 148/94) 

> Π.Δ. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ Α’ 201/94) 

> Π.Δ. 210/97, (ΦΕΚ Α’ 166/97) 

> Π.Δ. 285/97, (ΦΕΚ Α’ 207/97) 

> Π.Δ. 218/99 (ΦΕΚ 187 Α’ /16-09-1999) 

7.6 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 
εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

Έργου .) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 

αυτά, περιλαμβανόμενης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 
(ΦΕΚ 137 Α/24-8-93).* 

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85 και το αντίστοιχο 
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕίΙΚΟ. 

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 
διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι και έ£ι (61 
ηυέοεσ πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. 

Άρθρο 10: Τεκμήριο από την συμμετοχή στον διαγωνισμό 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς),αποτελεί τεκμήριο ότι, ο 
διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας "Περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων", όπως αυτή ισχύει 
(άρθρο 7 της παρούσας) και γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες του έργου. 

* Όταν το έργο συγχρηματοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους τούτο να αναγράφεται στην 
Διακήρυξη. 
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Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

11.1 Τίτλος του έργου 

Ο τίτλος του έργου είναι: 

« . ». 

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

Ο προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε . Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου 


11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 


Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε . από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Προβλέπονται αποκλειστικές και ενδεικτικές 
τμηματικές προθεσμίες, όπως αναλύονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία » της παραγράφου 2.α του 
άρθρου 4 του Ν.1418/84 όπως αυτός ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/2004. 

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα . 


του άρθρου 4 παράγραφος . του Ν.1418/84 και του άρθρου . του 

Π.Δ.609/85. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει υόνον υία οικονομική προσφορά. 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Η ανάδειξη 
του αναδόχου κατασκευής του έργου θα γίνει υποχρεωτικά στην Ε.Ε. ή Κ/ξία που 
προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/2004. 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

15.1 Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, 

εγγυήσεις συμμετοχής συνολικού ποσού . Ευρώ (2% - 4%) του 

προϋπολογισμού, οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται 
όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ΠΔ 609/85. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές 
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15.2 

15.3 

Άρθρο 16: 
16.1 

16.2 

Άρθρο 17: 


Άρθρο 18: 

Άρθρο 19: 
19.1 

Άρθρο 20: 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο Προσφέρων / Διαγωνιζό- 
μενος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυμία του διαγωνιζόμενου 
σχήματος, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, και τον όρο ότι, ο εγγυητής 
παραιτείται από το δικαίωμα της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και αναγνωρίζει 
ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης (χωρίς καμία ένσταση ή 
αντίρρηση) μέσα σε πέντε £5) ημέρες από την σχετική ειδοποίηση (σχετικά ισχύει το άρθρο 23 
του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 4 του Ν.3263/2004). 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα 

ισχύουν το λιγότερο για διάστημα . ημερολογιακών ημερών, 

από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει). 

Η κατάπτωση των εγγυήσεων γίνεται πάντοτε υπέρ του Κυρίου του Έργου. 

Χορήγηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 

. προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 


προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 


Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου - Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004 απαιτείται για την ανάληψη 

του έργου εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού . Ευρώ δηλαδή σε ποσοστό 

(5% - 10%) του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, που δεν περιλαμβάνει τα κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο 

του ορίου .%, προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της 
Κοινοπραξίας (άρθρο 35 παρ. 2 του Π.Δ. 609/85). 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, 
ορίζεται η.ημέρα (Δευτέρα ή Πέμπτη) και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την ., τότε θα 

διενεργηθεί την.ημέρα (Δευτέρα ή Πέμπτη) και ώρα 10:00 π.μ. 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα 
.ημερών από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. 

Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στον 
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράτονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς 
και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα 
αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 
.τάξη για έργα κατηγορίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την 
.του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά 
και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%. 

21.3 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Αρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινο¬ 
πραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 

1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια 
παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής 


2. Να μην έχει κινηθεί εναντίον της η διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία που 
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του κράτους προέλευσής της. 

3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματικής τους συμπεριφορά με 
(βάση) τελεσίδικη απόφαση, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΕΈ. και οι διοικούντες αυτήν με βάση 
το καταστατικό της ή ισοδύναμο έγγραφο. 

4. Να μην έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί αποδεδειγμένα να 
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο, από τις αναθέτουσες αρχές. 

5. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (στην περίπτωση που έχει ήδη 
αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα), ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένη. 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με 
την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

7. Να μην είναι ένοχη σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
ζητούνται από την παρούσα Διακήρυξη. 
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8. Χρηματοδοτική και Οικονομική Ικανότητα 


(Συμπληρώνεται από την Δημοπρατούσα Αρχή) 
9. Τεχνική ικανότητα. 


(Συμπληρώνεται, αν τούτο ενδείκνυται, από την Δημοπρατούσα Αρχή) 

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη διαδικασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινο¬ 
πραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και διαθέτει τα 
επαγγελματικά προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 
αντίγραφά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π., πρωτότυπο 
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό, στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας. 

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στα οποία τηρούνται κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, 
σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το 
άρθρο 29 του Π.Δ. 334/2000. 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊ¬ 
κής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας 
προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 334/2000. 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα 
πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των 
προσφορών. 

23.2 Δικαιολογητικά Προσόντων 

Όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν πλήρη τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Για τις περιπτώσεις 1 και 2 του άρθρου 22 της παρούσας, πιστοποιητικά εκδιδόμενα από 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης, από τα οποία 
εμφαίνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές. 

β. Αποσπάσματα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσής 
τους, των νομίμων εκπροσώπων για το έργο και των διοικούντων την Ε.Ε.. (μέλη του Δ.Σ.). Σε 
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται είτε 
υπεύθυνη δήλωση, είτε ένορκη δήλωση ενώπιον Συμβολαιογράφου του ατόμου για το οποίο 
έχει εκδοθεί το υπόψη απόσπασμα και στην οποία θα διευκρινίζονται τα αδικήματα για τα οποία 
έχουν καταλογιστεί οι καταδίκες που μνημονεύονται στο απόσπασμα αυτό. 

γ. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού 
κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και 
με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την ΕΈ. και για όλες τις Κ/ξίες στις οποίες συμμετέχει, 
καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 9 άρθρο 4 του Ν. 1418/84) στην Ελλάδα. 
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δ. Αν η Εργοληπτική Επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη 
προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα, όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες 
συμμετέχει (παρ.9 αρ.4 του 1418/84). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δεν 
φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί 
του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (σύμφωνα με τη 
χώρα που βρίσκεται η έδρα της). 

Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω α έως δ έγγραφα ή πιστοποιητικά, αυτά 
μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση ή όπου δεν προβλέπεται τέτοια, από επίσημη 
βεβαίωση που γίνεται από τους ενδιαφερομένους ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, ή 
Συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου Επαγγελματικού Οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης. Στη βεβαίωση αυτή, θα πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης των 
σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε 
τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του 
διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

ε. Βεβαίωση καταβολής των προβλεπόμενων στο άρθρο 20 του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94 Α’) τελών για 
τα μηχανήματα έργων, από αλλοδαπές Επιχειρήσεις που εκτελούν έργα στην Ελλάδα. 

στ. Υπεύθυνη Δήλωση ή Ένορκη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εργοληπτικής 

επιχείρησης, ότι τα στελέχη της δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα και δεν 
υφίστανται σε βάρος της επιχείρησης επιβαρυντικά στοιχεία τα οποία αφορούν στην 
επαγγελματική ικανότητα και την αξιοπιστία της. Η Υπεύθυνη Δήλωση, θα συνοδεύεται από 
πιστοποιητικά για τα στελέχη της επιχείρησης από τους αρμόδιους φορείς που εκδίδουν 
πιστοποιητικά. 

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ή Ένορκη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εργοληπτικής 

επιχείρησης, ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή και ότι η επιχείρηση δεν είναι ένοχη για 
σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 24 έως 29 του Π.Δ. 334/2000. 

η. Για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων κατά την τελευταία 
πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία 
αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

θ. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων προς τους οικείους Οργανισμούς 
(Ασφαλιστικούς, επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις, Τ.Ε.Ε., κ.λ.π.), τόσο των μελών της 
εργοληπτικής επιχείρησης, όσο και της ίδιας της εργοληπτικής επιχείρησης, εφόσον η 
εκπλήρωση αυτή αποτελεί, σύμφωνα με το Νόμο προϋπόθεση για την συμμετοχή στον 
διαγωνισμό. Εκτός από τα πρωτότυπα πιστοποιητικά που ελέγχονται και επιστρέφονται στον 
διαγωνιζόμενο κατά την κατάθεση της προσφοράς θα υποβληθούν και φωτοαντίγραφα που θα 
παραμείνουν στον φάκελλο προσφοράς. 

ι. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 1 του Π.Δ.82/1996 (ΦΕΚ.66Α) για την 
ονομαστικοποίηση των μετοχών των Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών. 

ια. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων (έλεγχος δυναμι¬ 
κότητας). 

Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 29 του 
Π.Δ.334/2000 απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων 
που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Όλα τα ανωτέρω (α) έως και (ια) στοιχεία προκειμένου να είναι παραδεκτή η προσφορά 
του διαγωνιζόμενου θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον κατά την ημερομηνία λήξης της 
παραλαβής των προσφορών. 
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23.3 Δικαιολογητικά Χρηματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας 


(Συμπληρώνεται από την Δημοπρατούσα Αρχή) 

(Τα δικαιολογητικά χρηματοδοτικής και οικονομικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
26 του Π.Δ.334/2000) 

23.4 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 


(Συμπληρώνεται, αν τούτο ενδείκνυται, από την Δημοπρατούσα Αρχή.) 

(Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.Δ.334/2000) 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλλου Προσφοράς 

Ο φάκελλος Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, για να είναι συμβατός προς τις απαιτήσεις 
της παρούσης διακήρυξης, και να είναι έγκυρη η συμμετοχή του, θα περιέχει τον κλειστό 
φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τον σφραγισμένο-κλειστό φάκελλο Οικονομικής 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.1 Ο κλειστός φάκελλος δικαιολογητικών συμμετοχής προκειμένου να είναι παραδεκτή η 

προσφορά θα πρέπει να περιέχει όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 της παρούσης 
Διακήρυξης δικαιολογητικά και επιπλέον τα ακόλουθα: 

1. Τις εγγυήσεις συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας. 

2. Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα του Καταστατικού κάθε Εργοληπτικής Επιχείρησης, 
καθώς και των τροποποιητικών εγγράφων αυτού, από το οποίο να προκύπτουν τα μέλη 
του Δ.Σ., ο εκπρόσωπος της Ε.Ε. και τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα δέσμευσης της 
Ε.Ε. με την υπογραφή τους και έγγραφα νομιμοποίησης όλων αυτών (όταν αυτό δεν 
προκύπτει από το καταστατικό). 

3. Απόφαση του αρμόδιου (σύμφωνα με το καταστατικό) οργάνου της Ε.Ε., με την οποία θα 
εγκρίνεται η συμμετοχή στη δημοπρασία του συγκεκριμένου έργου, θα ορίζονται τα 
στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου που θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει δεσμευτικώς για 
την εταιρεία όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, (όπως οικονομική προσφορά, δηλώσεις, 
ενστάσεις, αποδείξεις παραλαβής κ.λ.π.) της δημοπρασίας μέχρι πέρατος αυτής, και σε 
περίπτωση Κοινοπραξίας θα αποφασίζεται η συνεργασία με τα συγκεκριμένα υπόλοιπα 
μέλη και το ποσοστό συμμετοχής τόσο της ίδιας, όσο και των υπολοίπων μελών. 

4. Τυχόν συμβολαιογραφικό έγγραφο διορισμού του εκπροσώπου ή πληρεξούσιού του, για 
την κατάθεση της προσφοράς του διαγωνιζόμενου και ειδικώτερα όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 7 του άρθρου 15 του Ν.3212/2003. 

5. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπρόσωπου κάθε μέλους 
της ή ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τους ως άνω εκπροσώπους, από τα 
οποία θα προκύπτει σαφώς ότι, αν η Κ/ξία αναδειχθεί Ανάδοχος του έργου, θα συστήσουν 
Κ/ξία με συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα και με τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις της 
Ελληνικής Νομοθεσίας). Στη Συμβολαιογραφική πράξη, θα ορίζονται επίσης τα ποσοστά 
συμμετοχής των μελών της Κ/ξίας, που δεν μπορεί να είναι διαφορετικά από εκείνα του 
σταδίου συμμετοχής στη διαδικασία, και ο κοινός εκπρόσωπος της. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του συμμετέχοντος, με την οποία θα δηλώνεται 

συγκεκριμένος αντίκλητος κάτοικος . με πλήρη αναγραφή των στοιχείων του 

(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικής 
συσκευής). 

7. Υπεύθυνη δήλωση του διορισθέντος ως αντίκλητου του συμμετέχοντος, με την οποία θα 
δηλώνεται η αποδοχή του διορισμού του ως αντίκλητου. 
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8. Τα απαιτούμενα μηχανόσημα του ΤΣΜΕΔΕ (υπολογιζόμενα με βάση τον προϋπολογισμό 
μελέτης) ή πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης αγοράς ενσήμων ΤΣΜΕΔΕ (επ' 
ονόματι του συμμετέχοντος). 

Ο σφραγισμένος φάκελλος «Οικονομικής Προσφοράς», θα περιέχει, συμπληρωμένο το 
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που έχει δοθεί από την Υπηρεσία. 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, θα είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
κάθε Προσφέροντος / Διαγωνιζόμενου αν αυτός είναι Ε.Ε. ή από τους νόμιμους εκπροσώπους 
όλων των κοινοπρακτούντων επιχειρήσεων σε περίπτωση Κ/ξίας και όλες οι σελίδες θα φέρουν 
τη μονογραφή του(ς) αντίστοιχα. 

Επισημαίνεται ότι σε αυτόν τον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές και είναι απαράδεκτες, 
προσφορές οι οποίες περιέχουν, είτε έστω και ένα αρνητικό, είτε μή ακέραιο επιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης, είτε δεν περιέχουν έστω και μία ολόγραφη αναγραφή επιμέρους 
ποσοστού έκπτωσης σε οποιαδήποτε ομάδα εργασιών του Εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς. 

Επισημαίνεται επίσης ότι η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 


Η Δημοπρατούσα Αρχή αντί του συστήματος υποβολής προσφοράς του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85, 
μπορεί να επιλέξει άλλο σύστημα υποβολής προσφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 


Άρθρο 25: Διάφορα 

25.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 

αποφασίστηκε με την αριθμ.Απόφαση. 

25.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. 

Ο Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του 
Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν από την συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 


(Τόπος - Ημερομηνία) 


ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας ΟΤμηματάρχης 


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ.απόφαση 


Ο Διευθυντής 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Γ 


ΣΕΛΙΣ 14 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. 


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 


Ταχ. Διεύθυνση: 
Ταχ. Κώδικας: ... 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: . Ευρώ 


ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) 


Μ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. 


Ταχ. Διεύθυνση: 
Ταχ. Κώδικας: .. 


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: .Ευρώ 


ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 


(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) 


Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων 


με έδρα τ.οδός.αριθμ 

Τ.Κ.Τηλ.Ρ3Χ. 

Προς: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. 


Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην 
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως 
και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα 
ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης 
και για κάθε ομάδα αυτού. 


Μ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 



(Τόπος και ημερομηνία) 
Ο Προσφέρων 


(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων 


Μ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 












ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20551 


Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των 
διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας) 

Ομάδα 

Εργασίες 

Δαπάνη ομάδας 
κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας 
μετά την έκπτωση 
σε ευρώ 

1 η 

(ΤΙΤΛΟΣ) 









2 η 










3 η 










ν η 










Άθροισμα δαπανών εργασιών 
κατά τη μελέτη Σσ= 


Κατά τη 
προσφορά 
Σπ= 


Γ.Ε&Ο.Ε. 18% X Σσ= 


18% ΧΣπ= 


Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη 
μελέτη ΣΣ= 


Κατά τη 
προσφορά 
ΣΔΕ= 


ΣΣ-ΣΔΕ 



% 

ΣΣ 





Μ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Απο μεταφορά 
Απρόβλεπτα 9% ή 15%ΧΣΣ= 

Σύνολο ΣΙ 


9% ή 15% 
ΣΔΕ= 
Π1 = 


Αναθεώρηση 


(1-Εμ)Χ 


Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά 
τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2= 


Κατά τη 
προσφορά 
Π2= 


(Τόπος και ημερομηνία) 


Ο Προσφέρων 


(Τόπος και ημερομηνία) 


ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 


ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 


ΟΤμ/ρχης 


Εγκρίθηκε με την Α.Π.απόφαση 


Ο Δ/ΝΤΗΣ 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 


VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



















